UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI Liubov Usturoi, Stepan Taşci ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR Tema: „Bazele activităţii economice a întreprinderii de construcţii” Îndrumar metodic privind elaborarea lucrării de an Chişinău 2011 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI Facultatea de Cadastru, Geodezie şi Construcţii Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR Tema: „Bazele activităţii economice a întreprinderii de construcţii” Îndrumar metodic privind elaborarea lucrării de an Chişinău U T M 2011 1 Îndrumarul metodic este destinat consolidării cunoştinţelor teoretice şi obţinerii abilităţilor practice a studenţilor la calcularea indicatorilor economici ai activităţii întreprinderilor de construcţii Lucrarea cuprinde principalele compartimente, care au ca scop familiarizarea studenţilor cu metodele de determinare a costului de deviz al lucrărilor de construcţii- montaj, elaborarea documentaţiei de deviz, calcularea principalelor indicatori economici ai activităţii întreprinderii de construcţii Îndrumarul metodic este destinat studenţilor specialităţii 582 1 „Construcţii şi Inginerie Civilă” de la ambele forme de studii: cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă – pentru elaborarea lucrării de an la disciplina „Economia construcţiilor” Autori: conf univ L Usturoi; conf univ dr S Taşci Redactor responsabil – conf univ , dr Gr Vascan Recenzent – conf univ , dr Iu Dohmilă © U T M , 2011 2 Cuprins Introducere……………………………………… … …… 4 1 Generalităţi……… ………………………… … … 5 2 Recomandările privind elaborarea compartimentelor lucrării de an ………………………………… … 6 3 Chestionar pentru susţinerea lucrării de an … … … 16 Bibliografie ………………… ……………………… … 18 Anexa 1 Caiet de sarcini pentru elaborarea lucrării de an……… ………………………………………… 20 Anexa 2 Date iniţiale pentru elaborarea devizului local 21 Anexa 3 Normativele în vigoare, necesare pentru elaborarea devizului local …………………… ……… 22 Anexa 4 Date iniţiale pentru elaborarea devizului pe obiect ……………………………………… … …23 Anexa 5 Formularele documentaţiei de deviz … ……… 24 Anexa 6 Date iniţiale pentru calculul indicatorilor economici ai activităţii întreprinderii ……… ……… … 27 3 Introducere Situaţia economică a unei firme de construcţii pe piaţa serviciilor de antrepriză în mare măsură depinde de capacitatea ei de a gestiona costul construcţiei şi de a prognoza rezultatele economice ale activităţii sale de producţie Aceasta necesită de la inginerii-constructori tot mai profunde şi diverse cunoştinţe profesionale în domeniul formării preţurilor în construcţii În deosebi, această problemă este actuală în condiţiile ritmului sporit al creşterii costurilor în construcţii În procesul de pregătire a cadrelor inginereşti un rol deosebit îl joacă direcţionarea practică a procesului de instruire Proiectarea de curs, de diplomă contribuie la formarea abilităţilor practice a studenţilor pentru soluţionarea problemelor economico-inginereşti La elaborarea îndrumarului metodic în cauză a fost utilizată experienţa profesorilor Universităţii Tehnice a Moldovei, precum şi materialele întreprinderilor de proiectare şi de construcţii din mun Chişinău 4 1 Generalităţi Drept scop al lucrării de an serveşte consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice obţinute de către studenţi la cursul „Economia construcţiilor”, precum şi obţinerea abilităţilor practice privind calculul costului de deviz al construcţiei şi indicilor economici ai activităţii întreprinderilor de construcţii Lucrarea de an cuprinde următoarele capitole: Introducere I Determinarea costului de deviz la construcţia clădirilor cu destinaţie locativă şi comercială II Calculul indicatorilor economici ai activităţii firmei de construcţii Rezumat Bibliografie Anexe Lucrarea de an se elaborează în baza sarcinii individuale, eliberate pentru fiecare student conform, modelului prezentat în Anexa 1 La executarea lucrării date studentul foloseşte actele normative, informative, de proiectare, precum şi literatura ştiinţifică de specialitate 5 2 Recomandări privind elaborarea compartimentelor lucrării de an 2 1 Volumul şi structura introducerii Introducerea este alcătuită laconic, concis, volumul fiind de maxim 2 pagini Introducerea trebuie să reflecte actualitatea problemei, importanţa formării corecte a preţurilor la lucrările de construcţii în condiţiile economiei de piaţă Se finalizează compartimentul dat cu descrierea scopului şi conţinutului lucrării de an Este raţional a alcătui introducerea doar după finalizarea tuturor compartimentelor ulterioare ale lucrării de an 2 2 Determinarea costului de deviz la construcţia clădirilor cu destinaţie locativă şi comercială Pentru determinarea costului de deviz al clădirilor şi edificiilor proiectate se întocmeşte documentaţia de deviz, ce cuprinde devize locale şi calculele de deviz; devize pe obiect; devize generale etc La etapa de elaborare a detaliilor de execuţie (a proiectului de execuţie) organizaţia de proiectare întocmeşte şi predă în mod obligatoriu Listele cu cantităţile de lucrări 6 2 2 1 Elaborarea devizelor locale pentru lucrări de construcţii generale prin metoda de resurse Metoda de resurse utilizată la determinarea costului construcţiei este metoda de calcul a elementelor de cheltuieli necesare realizării proiectului exprimate în preţuri curente Costul de deviz este suma mijloacelor băneşti necesară pentru realizarea construcţiei În baza costului de deviz al construcţiei se formează preţul de contract la producţia de construcţie Preţul se determină sub influenţa conjuncturii pieţei în procesul desfăşurării licitaţiilor Cu toate acestea, rolul principal la formarea preţurilor îl joacă calitatea şi utilitatea producţiei, corelaţie între cerere şi ofertă pe piaţa de construcţii Pentru întocmirea devizului local sunt necesare următoarele date iniţiale: · Lista cu cantităţile de lucrări · Indicatoare de norme de deviz pe categorii de lucrări · Preţurile la resurse (materiale, manopera, utilaje de construcţii) · Norma decontărilor pentru asigurarea obligatorie (socială şi medicală) · Norma cheltuielilor indirecte (de regie) · Norma beneficiului de deviz · Alte normative 7 Întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări (Sarcina 1) Una din cele mai complicate şi importante etape la determinarea costului construcţiei este întocmirea Listelor cu cantităţile de lucrări şi calculul volumelor lucrărilor de construcţii Lista cu cantităţile de lucrări (formularul nr 1, СР L 01 01-2001) este întocmită în baza desenelor tehnice, specificaţiilor, altor documente de proiect Formularul Listei cu cantităţile de lucrări este prezentat în Anexa 5 Categoriile de lucrări, codurile lor, unităţile de măsură a lucrărilor şi resurselor care se includ în Lista cu cantităţile de lucrări, trebuie să corespundă cu articolele de deviz, cu codurile lor şi cu unităţile de măsură prevăzute în Indicatoarele de Norme de Deviz care sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova La întocmirea devizelor categoriile de lucrări sunt aranjate cu respectarea consecutivităţii tehnologice a executării lor, aparte pentru infrastructura şi suprastructura clădirii Regulile de calcul al volumelor pentru unele lucrări sunt prezentate în partea tehnică a Indicatoarelor de Norme de Deviz (IND) Date iniţiale pentru întocmirea Listei cu cantităţile de lucrări sunt prezentate în Anexa 2 Elaborarea devizului local (fragment) (Sarcina 3) Această problemă presupune elaborarea devizului ofertă pentru executarea lucrărilor generale de construcţii pentru obiectul dat 8 La întocmirea devizelor locale prin metoda de resurse se propun 2 procedee Procedeul 1 - pe baza resurselor evidenţiate în total conform listelor respective cu cantităţile de lucrări, pe obiecte sau pentru obiectivul în ansamblu Se recomandă pentru întocmirea devizelor investitorului Procedeul 2 – prin întocmirea preţurilor unitare individuale pentru fiecare categorie de lucrări, inclusă în lista cu cantităţile de lucrări Se recomandă pentru evaluarea valorică a ofertelor Devizul local pentru lucrări de construcţii-montaj se elaborează reieşind din: - dimensiunile clădirilor, edificiilor, elementelor constructive conform desenelor tehnice; - volumele lucrărilor conform listei cu cantităţile de lucrări; - categoriile şi cantităţile utilajelor, mobilierului, inventarului conform documentaţiei de proiect; - normativele de deviz în vigoare al consumului de resurse şi preţurile curente al acestora (catalogul de preţuri unitare) Elaborarea devizului se recomandă de efectuat atât manual, cât şi prin utilizarea programului WinSmeta 2000 În cadrul lucrării date se foloseşte procedeul 2 de întocmire a devizelor locale În acest caz pentru fiecare obiectiv de construcţii se întocmeşte un catalog individual de preţuri unitare conform formularului nr 5, CP L 01 01- 2001 (Sarcina 2) Formularul Catalogului de preţuri unitare este prezentat în Anexa 5 9 La elaborarea fragmentului de deviz local cu folosirea procedeului 2 se recomandă respectarea următoarelor cerinţe: 1 Deasupra căciuliţei se indică în mod obligatoriu data întocmirii devizului 2 Categoriile de lucrări, codurile lor, unităţile de măsură a lucrărilor şi resurselor, care se includ în devizele locale, trebuie să corespundă categoriilor de lucrări, codurilor lor şi unităţilor de măsură, prevăzute în catalogul de preţuri unitare pentru obiectivul dat 3 Denumirea lucrărilor în deviz (col 3) se înscrie: - cu respectarea consecutivităţii, prevăzute de tehnologia construcţiilor; - în corespundere cu redacţia adoptată în Indicatoarele de norme de deviz care sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova; - cu indicarea mărcilor elementelor de construcţii prefabricate de beton armat, precum şi a caracteristicelor tehnice ale utilajelor de construcţii folosite (capacitatea motorului, volumul cupei etc ) 4 Volumul lucrărilor se adoptă din Lista cu cantităţile de lucrări 5 Calculul preţului unitar pentru lucrarea respectivă se efectuează în cadrul catalogului de preţuri unitare pentru obiectivul dat Preţul unitar se înscrie în col 6 sub formă de fracţie: sus – preţul unitar, jos – inclusiv salariul muncitorilor 6 Col 7 se determină ca produs dintre col 5 şi col 6 10 7 După totalul la toate categoriile de lucrări se calculează contribuţiile pentru asigurare socială şi medicală din salariul muncitorilor conform normativelor în vigoare (Anexa 3) 8 Se calculează cheltuielile de transport (din costul materialelor) şi de achiziţie (din suma costului procurării şi cheltuielilor de transport al materialelor) – conform normativelor în vigoare 9 În continuare se calculează «Total cheltuieli directe» 10 Calculele de mai departe se efectuează reieşind din următoarele: - cheltuielile indirecte (de regie) se determină prin înmulţirea «Total cheltuieli directe» la norma cheltuielilor indirecte Norma cheltuielilor indirecte se adoptă conform Anexei 3; - beneficiul de deviz se determină prin înmulţirea „Total cu cheltuieli indirecte” (suma cheltuielilor directe şi celor indirecte) la norma beneficiului de deviz conform Anexei 3; - totalul devizului se determină ca suma „Total cu cheltuieli indirecte” şi beneficiul de deviz În cazul când costul de deviz al obiectivului se determină doar prin devizul local, atunci devizul pe obiect nu se elaborează În acest caz rolul devizului pe obiect îl îndeplineşte devizul local, la sfârşitul căruia se calculează cheltuielile limitate şi TVA în aceeaşi ordine ca şi pentru devizul pe obiect Devizul local se întocmeşte conform formularului nr 7, CP L 01 01-2001, care este prezentat în Anexa 5 11 2 2 2 Elaborarea devizului pe obiect (Sarcina 4) Devizul pe obiect se elaborează pentru obiectivele separate conform formularului nr 8 din CP L 01 01-2001, prezentat în Anexa 5, prin însumarea totalurilor din devizele locale şi reflectarea lor în coloniţele respective ale devizului pe obiect, cum ar fi: lucrări de construcţii - col 4; lucrări de montaj – col 5; utilaje, mobilier, inventar – col 6; alte cheltuieli – col 7; total cheltuieli – col 8; indicatori specifici: costul la 1m3 , 1m2 al clădirii – col 9 Devizul pe obiect se elaborează în următoareа ordine: 1 Se determină: - costul lucrărilor generale de construcţii; - costul lucrărilor speciale de construcţii: lucrări tehnico-sanitare interioare (aprovizionare cu apă caldă şi rece, canalizare, încălzire, ventilare), aprovizionare cu gaz, montarea instalaţiilor electrotehnice interioare, comunicaţii, semnalizare; - costul inventarului etc 2 Se determină cheltuielile limitate, alte cheltuieli neprevăzute şi TVA 3 Costul total de deviz se înscrie deasupra tabelului – valoarea de deviz, în mii lei În scopul facilitării calculelor, în cadrul lucrării date, costul lucrărilor generale de construcţii se determină reieşind din indicii specifici ai costului de deviz (ISCD), care sunt prezentaţi în Anexa 4 Luând în consideraţie faptul că în cadrul lucrării în cauză nu se cere în mod obligatoriu elaborarea devizelor locale pentru lucrări speciale de 12 construcţii, valoarea medie a acestor lucrări convenţional poate fi adoptată în procente din costul de deviz al lucrărilor generale de construcţii La sfârşitul devizului pe obiect suplimentar trebuie luate în consideraţie mijloacele pentru cheltuieli limitate în mărime de 4,2 % din costul de deviz al lucrărilor de construcţii şi montaj, determinat în preţuri curente Datele iniţiale pentru elaborarea devizului pe obiect sunt prezentate în Anexa 4 2 3 Calculul indicatorilor economici ai activităţii întreprinderii de construcţii Evaluarea activităţii economice a unei întreprinderi se bazează pe evaluarea utilizării resurselor materiale şi umane, analiza capitalului şi veniturilor, profitului şi rentabilităţii Eficienţa utilizării acestor resurse se exprimă printr-un şir de indici economici, evidenţa şi analiza cărora este o condiţie principală a activităţii eficiente a conducerii firmei privind elaborarea strategiilor şi argumentarea deciziilor adoptate Indicii economici sunt necesari atât pentru selectarea variantelor eficiente de utilizare a resurselor firmei, cât şi pentru evaluarea rezultatelor obţinute din activitatea economică În cadrul compartimentului dat al lucrării de an se propune de calculat şi de prezentat sub formă de tabel indicii economici de bază ai activităţii unei întreprinderi de construcţii (tab 1) 13 Date iniţiale pentru calculul indicatorilor sunt prezentate în Anexa 6 Tabelul 1 Indicii economici ai activităţii întreprinderii de construcţii № Denumirea indicatorului Unitatea Valoarea de măsură 1 Volumul anual al LCM mii lei 2 Numărul de angajaţi ai pers firmei 3 Valoarea medie anuală a mii lei mijloacelor fixe (MF) 4 Valoarea medie anuală a mii lei mijloacelor circulante (MC) 5 Profitul brut* mii lei 6 Profitul net* mii lei 7 Rentabilitatea vânzărilor* % 8 Productivitatea muncii* lei/om-an 9 Randamentul mijloacelor lei/lei fixe* 10 Capacitatea mijloacelor lei/lei fixe* 11 Înzestrarea muncii cu lei/om mijloace fixe* 12 Coeficientul vitezei de ori/an rotaţie a MC* 13 Durata unei rotaţii* zile *Modalitatea calculului indicatorilor este prezentată în /15/ 14 Cerinţe privind perfectarea raportului Raportul se prezintă sub formă de memoriu explicativ pe hârtie albă, format A4, textul redactat computerizat cu respectarea chenarului: în stânga – 3 cm; dreapta – 1 cm; sus – 2 cm, jos – 2 cm Se utilizează următoarele semne diacritice: font - 12 pt , la 1,5 intervale Nu se permite abrevierea cuvintelor, în afara celor frecvent folosite Toate paginile, cu excepţia foii de titlu, se numerotează în ordinea obişnuită La foaia de titlu numărul paginii nu se indică Toate tabelele, desene şi schemele trebuie să aibă denumirea şi numărul Denumirea tabelului se amplasează deasupra lui; în colţul stâng se scrie cuvântul „Tabel” urmat de numărul lui O atenţie deosebită trebuie acordată trimiterilor la sursele de informaţie utilizate Conţinutul memoriului explicativ este următorul: - foaie de titlu; - cuprins (cu indicarea paginilor); - caiet de sarcini; - introducere; - principalele capitole ale lucrării de an; - rezumat; - partea grafică (desene tehnice, scheme, calculele volumului lucrărilor etc ); - bibliografie; - anexe 15 Susţinerea lucrării de an Pentru susţinerea lucrării de an studentul prezintă memoriul explicativ cu expunerea laconică a conţinutului lucrării Susţinerea tezei se efectuează public, în termenii stabiliţi de către catedră în corespundere cu planul de studii Studentul este admis la examen doar în cazul când lucrarea este susţinută cu succes 3 Chestionar pentru susţinerea lucrării de an În scopul pregătirii anticipate spre susţinerea lucrării de an studenţilor li se propune un şir de întrebări după principalele capitole ale lucrării: 1 Prin ce documente normative se reglementează elaborarea devizelor în construcţii? 2 Ce procedee de elaborare a devizelor locale sunt utilizate în practica de proiectare şi de construire şi care procedeu este folosit în cadrul lucrării date? 3 Ce este şi cum se calculează costul de deviz al lucrărilor de construcţii-montaj? 4 Ce articole de cheltuieli cuprind consumurile directe? 5 Care este scopul includerii cheltuielilor indirecte în componenţa costului de deviz? 6 Definiţi capitolele cheltuielilor indirecte 7 Ce fel de cheltuieli sunt acoperite din contul beneficiului de deviz? 8 Care este destinaţia şi ce include documentaţia de deviz? 9 Ce este deviz local? 16 10 Ce date iniţiale sunt necesare pentru elaborarea devizului local? 11 Ce fel de cheltuieli suplimentare sunt luate în consideraţie la elaborarea devizului pe obiect? 12 Prin ce diferă devizul investitorului de devizul-ofertă al antreprenorului? 13 Expuneţi esenţa metodei de resurse la determinarea costului de deviz al lucrărilor de construcţii-montaj 14 Ce reprezintă şi din ce elemente este compus preţul unitar? 15 Explicaţi simbolurile normelor de deviz 16 Ce reprezintă şi cum se calculează sumele recuperabile? 17 Cum se determină volumul anual al lucrărilor de construcţii-montaj al întreprinderii de construcţii? 18 Expuneţi structura numărului de lucrători ai întreprinderii de construcţii 19 Numiţi 10 profesii de muncitori din construcţii 20 Expuneţi componenţa mijloacelor fixe 21 Ce caracterizează randamentul mijloacelor fixe? 22 Descrieţi componenţa mijloacelor circulante 23 Definiţi indicatorii ce caracterizează eficienţa utilizării mijloacelor circulante 24 Expuneţi principalele rezerve de accelerare a vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante 25 Numiţi metodele existente de determinare a productivităţii muncii 26 Definiţi căile de sporire a productivităţii muncii 27 Expuneţi ce reprezintă noţuinea de profitul brut 28 Prin ce diferă profitul până la impozitare de profitul brut? 29 Cum se calculează profitul net? 30 Ce caracterizează rentabilitatea vânzărilor? 17 Bibliografie 1 CP L 01 01-2001 Economia construcţiilor Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse Ediţie oficială, Chişinău, 2001 2 CP L 01 02-2000 Economia construcţiilor Instrucţiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii Ediţie oficială, Chişinău, 2000 3 CP L 01 03-2000 Economia construcţiilor Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor Ediţie oficială, Chişinău, 2000 4 CP L 01 04-2000 Economia construcţiilor Instrucţiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor de construcţii Ediţie oficială, Chişinău, 2000 5 CP L 01 05-2001 Economia construcţiilor Instrucţiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcţii Ediţie oficială, Chişinău, 2001 6 NCML 01 01-2005 Экономика строительства Правила определения стоимости объектов строительства – Кишинэу, 2005 7 NCM L 01 03-2001 Norme de deviz pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii Ediţie oficială, Chişinău, 2001 8 NCM L 01 04-2001 Norme de deviz pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros Ediţie oficială, Chişinău, 2001 18 9 NCM А 07 02-99 Proiectarea construcţiilor Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii - Chişinău, 1999 10 Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale Aprobat prin Hotărârea Guvernului R M nr 338 din 21 martie 2003 M O nr 62-66 din 4 aprilie 2003 11 Ардзинов В Д Ценообразование и сметное дело в строительстве - СПб : Питер, 2004 176 с 12 Синянский И А , Манешина Н И Проектно- сметное дело - М : Издательский центр Академия, 2006 – 448 с 13 Бузырев В В Экономика строительства 2-е изд – М : Академия, 2007 14 Экономика строительства Учебник / Под общ ред И С Степанова – М : Юрайт-Издат, 2003 15 Usturoi L , Vascan G Economia întreprinderii Curs universitar - Chişinău, U T M , 2006 – 137 p 16 Usturoi L , Novicova L , Stratila А Economia întreprinderii Culegere de probleme pentru lecţii practice - Chişinău, U T M , 2010 – 120 p 17 Тащи С К Ценообразование в строительстве Методические указания к курсовому проекту – Кишинэу, ТУМ, 2008 18 Ефименко И Б Экономика предприятия Учебно- практическое пособие – М : Российский Бухгалтер, 2008 19 Anexa 1 Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului CAIET DE SARCINI pentru elaborarea lucrării de an la disciplina “Economia construcţiilor” Tema „Bazele activităţii economice a întreprinderii de construcţii” Student grupa Date iniţiale : Localitatea Denumirea şi сaracteristica obiectului Sarcina 1 Întocmirea listei cu cantităţile de lucrări (F1) Sarcina 2 Elaborarea catalogului de preţuri unitare (F5) Sarcina 3 Elaborarea devizului local (F 7) pentru: (denumirea complexului de lucrări) Sarcina 4 Elaborarea devizului de obiect (F 8) Sarcina 5 Calculul indicatorilor economici ai activităţii întreprinderii de construcţii 20 Anexa 2 Date iniţiale pentru elaborarea devizului local Var Caracteristica obiectivului De elaborat deviz local pentru: 1 Casă de locuit cu 2 nivele Execuţia părţii (subsol + parter) cu subterane dimensiunile: 10,4х11,5х3,0 m 2 Casă de locuit cu 2 nivele Montarea (subsol + parter) cu scheletului părţii dimensiunile: 10,4х11,2х3,0 m supraterane 3 Casă de locuit cu 2 nivele Executarea (subsol + parter) cu acoperişului şi dimensiunile: 12,4х11,0х3,0 m finisării exterioare 4 Casă de locuit cu 2 nivele Executarea (subsol + parter) cu lucrărilor de dimensiunile: 10,2х11,5х3,0 m finisare interioară 5 Oficiu din Chişinău cu Finisare interioară dimensiunile: 6,0х4,0х3,0 m; cu instalarea 2 ferestre2,0х1,5m;o uşă 2,1х1,0m ferestrelor şi uşilor 6 Casă de locuit cu 5 nivele din Executarea Bălţi; dimensiunile: acoperişului şi 29,0х12,0х3,0 m finisării exterioare 7 Casă de locuit cu 2 nivele Execuţia fundaţiilor (parter + mansardă) cu şi montarea carcasei dimensiunile: 10,2х11,5х3,0 m parterului 8 Casă de locuit cu 2 nivele Lucrări de finisare (parter + mansarda) cu interioară a dimensiunile: 10,2х9,0х2,8 m parterului 9 Centrul comercial din Comrat; Executarea dimensiunile: 28,0х14,2х3,6 m lucrărilor de finisare interioară 10 Oficiu cu 2 nivele din Execuţia podelelor; Chişinău; dimensiunile instalarea 12,4х13,6х3,0 m ferestrelor şi uşilor 21 Anexa 3 Normativele în vigoare, necesare pentru elaborarea devizului local № Denumirea Norma d/o 1 Salariul mediu pe oră al muncitorilor- 23,82 constructori, lei/ oră 2 Norma cheltuielilor indirecte (de regie), %: - din cheltuieli directe (pentru lucrări generale de construcţii) 14,5 - din salariul muncitorilor-constructori (pentru lucrări de montare a utilajelor, 76,0 instalaţiilor electrotehnice etc ) 3 Norma beneficiului de deviz, % 6,0 4 Cheltuieli pentru transportarea materialelor, % (din costul de procurare a materialelor, fără TVA): а) pentru obiective de construcţii, 7,0 situate în mun Chişinău b) pentru obiective de construcţii, 8,0 situate în mun Bălţi в) pentru obiective de construcţii, 10,0 situate în alte localităţi 5 Cheltuieli limitate, % 4,2 Sursa: scrisoarea Ministerului Finanţelor RM nr 11-09/824 din 07 04 2010 şi Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale nr 05-757 din 07 04 2010 «Cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii începând cu 01 mai 2010» 22 Anexa 4 Datele iniţiale pentru elaborarea devizului de obiect Denumirea Case de Oficii Centre lucrărilor şi locuit comerciale cheltuielilor Indici specifici ai costului de deviz, lei/m2 Lucrări generale de 4245 8700 4114 construcţii Nivelul mediu al cheltuielilor pentru: (în % din costul lucrărilor generale de construcţii) Aprovizionare cu apă 2,7 1,0 1,9 caldă şi rece, canalizare Încălzire şi ventilare 5,8 16,0 17,6 Aprovizionare cu gaz 1,4 0,4 0,5 Lucrări de montare a 8,5 15,1 10,2 instalaţiilor electro- tehnice interne, comunicaţii, semnalizare Alte instalaţii 3,3 3,7 1,1 23 Anexa 5 Formularele documentaţiei de deviz (conform СР L 01 01-2001) Formularul nr 1 Lista cu cantităţile de lucrări Deviz-ofertă nr Lucrări de construcţii generale (denumirea lucrării) Preţ pe N Simbol Ca- unitate de r norme, Denumire Total, U M nti- măsură, lei cr cod lucrări lei tate (inclusiv t resurse salariu) 1 2 3 4 5 6 7 Formularul nr 5 CATALOG DE PREŢURI UNITARE PENTRU OBIECTUL nr (formular desfăşurat) Valoare, lei N Simbol Denumire Can- pe Total r norme, lucrări, U M ti- unitate (inc- cr cod cheltuieli şi tate de lusiv t resurse resurse măsur salar ) 1 2 3 4 5 6 7 24 Formularul nr 7 Deviz local nr (denumirea lucrării şi cheltuieli, denumire obiect) Întocmit în preţuri curente trim , anul 20 Valoarea de deviz mii lei Valoarea de Cantitate deviz, lei N Simbol pe conform r norme, Lucrări şi unitate cod UM datelor Total cr cheltuieli de din (inclusiv t resurse măsură proiect (inclusiv salariu) salariu) 1 2 3 4 5 6 7 25 Formularul nr 8 DEVIZ PE OBIECT nr (denumire obiect) Valoarea de deviz mii lei Întocmit în preţuri curente, trim , anul 20 Valoarea de deviz, mii lei Luc- In- N Luc- Utilaj, dici Numărul Denumire rări r rări mo- Alte va- devize şi lucrări şi de To- lori cr de bilier, chel- calcule cheltuieli cons- tal uni- t mon inven- tuieli truc- tare -taj tar ţii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 Anexa 6 Date iniţiale pentru calculul indicatorilor economici ai activităţii firmei Denumirea Varianta indicatorului 1 2 3 4 5 1 Volumul anual al 15000 25000 30000 28000 23000 LCM, mii lei 2 Numărul lucrătorilor total, inclusiv: muncitori 18 22 25 24 23 funcţionari 4 6 7 6 5 3 Valoarea medie anuală a mijloacelor fixe - total (mii lei), inclusiv: oficiu, depozit 3200 3800 3900 3500 3000 utilaje de 700 950 1200 820 1100 construcţii, instrumente transportul auto 1800 2100 2700 2000 1600 mobilierul 200 240 280 220 180 4 Valoarea mijloace- 2700 4300 5600 3200 2700 lor circulante la începutul anului, mii lei 5 Valoarea mijloace- 2300 3800 5150 2800 2150 lor circulante la sfârşitul anului, mii lei 6 Norma profitului 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 brut, % din volumul LCM 27 Anexa 6 (continuare) varianta 6 7 8 9 10 1 Volumul anual al 25000 35000 30000 27000 24000 LCM, mii lei 2 Numărul lucrătorilor total, inclusiv: muncitori 24 26 29 18 16 funcţionari 4 6 5 5 3 3 Valoarea medie anuală a mijloacelor fixe - total (mii lei), inclusiv: oficiu, depozit 3500 4100 3900 3500 3000 utilaje de 750 950 1100 870 650 construcţii, instrumente transportul auto 1800 2100 2700 2000 1600 mobilierul 250 290 280 220 160 4 Valoarea 2600 4200 4600 3800 2700 mijloacelor circulante la începutul anului, mii lei 5 Valoarea 2300 3800 4150 2800 2150 mijloacelor circulante la sfârşitul anului, mii lei 6 Norma profitului 8,1 8,4 9,0 9,2 9,5 brut, % din volumul LCM 28 Economia construcţiilor Tema: „Bazele activităţii economice a întreprinderii de construcţii” Îndrumar metodic privind elaborarea lucrării de an Autorii: L Usturoi S Taşci Redactor: E Gheorghişteanu Bun de tipar 25 10 11 Formatul hârtiei 60x84 1/16 Hîrtie ofset Tipar RISO Tirajul 200 ex Coli de tipar 1,75 Comanda nr UTM, 2004, Chişinău, bd Ştefan cel Mare, 168 Secţia Redactare şi Editare a UTM 2068, Chişinău, str Studenţilor, 9/9 29 